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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie kredytu na osuszenie i wyró- 

wnanie ogrodu szpitala św. Łazarza w Krakowie oraz o petycyi 

krakowskiego Wydziału lekarskiego co do projektu wybudowania 
w Krakowie krajowego zakładu położniczego. 


Wysoki Sejmie! 


Na ostatniej sesyi sejmowej wniósł krakowski Wydział lekarski petycyę o wy- 
budowanie w Krakowie krajowego zakładu położniczego. 

Petycyę tę przekazał Wysoki Sejm Wydziałowi krajowemu z poleceniem 
zdania sprawy i przedłożenia wniosków na najbliższej sesyi sejmowej. 

Wskutek tej uchwały wezwał Wydział krajowy Dyrekcyę szpitala św. Łazarza 
do zaopiniowania tej petycyi oraz do zbadania, na ile łóżek miałby być urządzony 
ten zakład i w którem mógłby stanąć miejscu. 

Sprawozdanie w tym względzie przedłożyła Dyrekcya szpitala do LW. 38594/97, 
a uznając potrzebę wybudowania zakładu położniczego, przedstawiła przedówszystkiem 
konieczność osuszenia i wyrównania południowo wschodniej części ogrodu szpital- 
nego, gdyż według podanych przez fachową komisyę trzech alternatyw co do wy- 
boru miejsca pod budowę pomienionego Zakładu mógłby on stanąć tylko na owym 
nisko położonym , obecnie zabagnionym i wałami poprzerzynanym gruncie, innego 
gruntu budowlanego szpital nie posiada. 

Dla tego uchwalił Wydział krajowy nie przedkładać Wysokiemu Sejmowi 
na razie wniosków konkretnych co do samej budowy zakładu położniczego, lecz 
prosić tylko o kredyt na przygotowanie gruntu pod tę budowę przez osuszenie i wy- 
równanie ogrodu szpitalnego, co nawet w takim razie ze względu na szpital byłoby 
konieczne, gdyby budowa zakładu położniczego do skutku nie przyszła, w tej osta- 
tniej kwestyi przedkładamy następujące wyjaśnienie i daty: 

Grunt szpitala św. Łazarza a mianowicie południowo-wschodnia jego część 
stanowi stare stawisko i wody zaskórne wydobywają się na powierzchnię ziemi; 
z tego powodu okolica ta jest niezdrową i uważaną za ognisko, występującej tam 
endemicznie malaryi. 

Północna część tego gruntu używaną jest jako ogród warzywny, lecz kwasy 
humusowe zawilgoconej gleby nie pozwalają zastosować racyonalnej nprawy ogro- 
dowizny; południowo - wschodnia zaś część stanowi mokrą, wysokimi bezużytecznymi 
wałami poprzerzynaną łąkę, która coraz więcej mchem zarasta i tylko mało, lichego 
dostarcza siana. 

Na zdrenowanie tego gruntu i pogłębienie rowu, odprowadzającego wodę, 
wyznaczył Wysoki Sejm w budżecie szpitala św. Łazarza na rok 1896 (Rubr. VI. 
poz. 49 a 2) kwotę 1.000 zł. a. w. 


Ponieważ to drenowanie z powodu przeszkód natury administracyjnej nie 
mogło być wykonane w r. 1896 zezwoliliśmy (LW. 7560/97) na przeniesienie owego 
kredytu 1.000 zł na r. 1897 celem wykonania w jesieni bieżącego roku projektu 


drenowania. 
Tymczasem wyłoniła się sprawa wyszukania odpowiedniego gruntu pod bu- 
dowę zakładu położniczego, — o czem wyżej wzmianka — a w obec tego pierwotny 


plan osuszenia gruntu szpitalnego musiał być rozszerzony i uzupełniony projektem 
zniesienia wysokich i długich wałów ziemnych i użycia uzyskanej z nich ziemi do 
wyrównania terenu i zasypania dołów. Wykonanie całego tego projektu osuszenia 
i wyrównania ogrodu przyczyni się do asanacyi okolicy szpitala, powiększy dochód 
z ogrodu warzywnego i zbioru siana i przysporzy szpitalowi gruntu budowlanego, — 
w pierwszym rzędzie pod budowę zakładu położniczego. 

Kosztorys (LW. 64785/97) jest obliczony na 11.139 zł.; gdy atoli wymienione 
pod poz. 4 kosztorysu przedłużenie kanału miejskiego powinno — zdaniem naszem — 
być uskutecznione kosztem gminy, — o co równocześnie udajemy się do krako- 
wskiego Magistratu, — gdy dalej najwyższa pozycya kosztorysowa (wydatek na 
rozebranie wałów ziemnych i rozplantowanie) będzie mogła być obniżoną przez 
oszczędne przeprowadzenie robót we własnym zarządzie szpitala, przeto powinienby 
na ten cel wystarczyć kródyt 8.000 zł. Ponieważ szpital posiada już uchwaloną 
w r. 1896 kwotę 1.000 zł., dlatego wstawił Wydział krajowy do preliminarza budżetu 
funduszu szpitala św. Łazarza w Krakowie na r. 1898 w Rubr. VII. (koszta gospodarcze) 
w poz. 55 lit. a. 2). kwotę 7.000 zł. w. a. i uprasza: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 

I. Sejm przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Wydziału krajowego o petycyi 
krakowskiego Wydziału lekarskiego w przedmiocie budowy krajowego zakładu po- 
lożniczego. 

IL. Sejm zatwierdza wstawiony do preliminarza budżetu szpitala św. Łazarza 
w Krakowie w Rubr. VII. poz. 55 lit. a. 2). dodatkowy kredyt 7.000 zł. w. a. na 
osuszenie i wyrównanie ogrodu tegoż szpitala. 


Z Rady Wydziału krajow. Król. Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem. 


Lwów dnia 2. listopada 1897. 


Marszałek krajowy : 
S. Badeni w. r. 


Sprawozdawca : 


Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


